ING. RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO 

RFC: AASR900315499 



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 

EJERCICIO 2019 



EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICÍPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO 
LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AftO 2019, REUNIDOS EN SANTIAGO TAPEXTLA, SITIO DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAUUCO DE LA CALLE BENITO JUAREZ", LOS CC. ANDRÉS 
VERÔNICA SILVA; CARMEN SALINAS HERNANDEZ; MAXIMINO PRUDENTE AVILA; FLAVIO HERNANDEZ JACINTO Y JOSE LUIS NARVAEZ 
GONZALEZ; EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SlNDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBUCAS Y 
TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA Y EL ING. RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, 
PERSONA FÍSICA; CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÔN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ". 


UBICACIÓN : 

ESTADO: 
REGION. 
DISTRITO: 
MUNICÍPIO: 
LOCALIDAD: 
UBICACIÓN: 




2ü'í 




(020) 


OAXACA 


(002) 


COSTA 


j£2l) 


JAMILTEPEC 




SANTIAGO TAPEXTLA 


J221L 


SANTIAGO TAPEXTLA 


SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA. 


D ATOS GENERAL ES 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 
OFIQO DE NOTIFICACION: 


RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
MST/FONPO-lll/07/1019 
MST/FONDO-lll/07/2019 






DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 


PRELIMINARES (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES DE 
LA SUBRASANTE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN), TERRACERÍA (AFINE Y COMPACTACIÔN DE TERRAPLÉN Y ( 
EXCAVACIONES CON PISÔN MANUAL Y/O COMPACTADORA MECÂNICA, CONFORMACIÔN DE TERRAPLÉN PARA SUBRASANTE), 
GUARNICIONES (EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TERRENO PARA FONDO DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE 
CONCRETO HIDRÁULICO F*G*200 KG/CM2 TIPO MACHUELO TERMINADO APARENTE EN UNA CARA CON SECCIÔN DE 15X20X40 CMS), 
PAVIMENTACION (CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS FC*250 KG/CM2), ACABADOS 
(SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍA COLOR MARCA COMEX A DOS MANOS Y LIMPIEZA DE OBRA), OBRA COMPLEMENTARIA 
(DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA RENIVELACION Y SUMINISTRO E INSTALACIÔN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA QJ 
FIERRO FUNDIDO, MEDIANO CON TAPA CIEGA). 



MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO 

FECHA DE INICIO REAL 
METAS ALCANZADAS 


CONTRATO 


28 /OCTUBRE /2019 

28/OCTU BR E /2019 

1,514.18 M2 


FECHA PROGRAMADA DE 
TERMINO 


taitayo 

Tty*»xt1a. ■ 


i6/diciembre/ioi9 


FECHA DE TERMINO REAL 


16 /PICIEMBRE /2019 



BENEFICIÁRIOS 


141 PERSONAS 


ESTRUCTURA FINANCIERA 


APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 


IMPORTE AUTORIZADO 

1 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO F-lll 

$ 

1,578,940.53 

$ 

1,578,940.53 

s ■ 

RAMO 33 FONDO F-IV 

$ 

- 

s 

$ 

RAMO 28 

$ 

- 

$ 

$ 

APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR) 

$ 

* - 

$ 

$ 

APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) 

$ 

- 

s 


BENEFICIÁRIOS 

$ 

- 

$ 

$ 

OTROS 

$ 

- 

$ 

$ 

TOTAL 

$ 

1,578,940.53 

$ 

1,578,940.53 




Especifique si la obra se ejecutó en el tiempo previsto y/o las causas que la hayan retrasado. 
NO HUBO RETRAZO ALGUNO. 




lo. santraj* 
T»«Ss, 
jerciítc-asc, Oa* 
2915-2821 


,UU. RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO 

Calie Agustin Melg ar s/n, Barrio de TaWpa~CP.: Gro. 

lV» ' WWÚ|ÍI »' |V i I WII .> « ■ " 

Ò cèl.: 104404 í 120 9350 

ontrucciones 

“iviles 

TfcL ÍUA '41 120 93 50 

•mau con»trumur'do_ud»(g>hoimati.conr» 


E-mail: Construmundo_hds@hotmall.com, 


























































ING. RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO 

RFC: AASR900315499 



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 

EJERCICIO 2019 

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDOS E INSPECCIÔN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, CONCLUYE QUE LA OBRA SE 
ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL 
PROYECTO E INVERSIÔN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÔN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU 
INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLAINTERVINIERÓN. 


ENTREGA LA OBRA 


NOMBRE DE LA EMPRESA: 
PERSONA FÍSICA 
R.F.C: 

DOMICILIO: 



sass 

rcQ PROF. 963/.097 

haèffrJKSf 

A fe c P 41706 

ontruccione* 



ING. RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO 

PERSONA FÍSICA 


RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO 
ING. RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO 


AASR90031S499 

CALLE AGUSTIN MELGAR S/N, BARRIO DE TALAPA, OMETEPEC, GUERRERO, C.P. 


41700 


jf* ( 4 

* 

RECIBE LA OBRA 





E-mall: Corotrumundo_hds@hotmall.com, telefono cel.: ( 044 ) 741 120 9350 -' 

nhijt»9a»fGi,08B. 
^ as 291 ? Jk 





















